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OPGI Algerie 

16 octobre 2012,20:41 ■ 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

GENERALES 

C.C.A.G 

(Arrete Du 21 Novembre 1964 Portant Approbation Du Cahier Des Charges Administratives Generales 
Applicables Aux Marches Des Travaux Publics Du Ministere De La Reconstruction, Des Travaux Publics Et Des 
Transports) 

Le Ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ; 

- Vu la loi n° 62.157 du 31 .decembre 1962 tendant a la reconduction de la legislation en vigueur au 31 decembre 
1962,sauf dans ses dispositions contraires a la souverainete nationale; 

- Vu le decret n° 53.4 05 du 11 Mai 1953 modifie par les decrets n° 53.1199 du 28 novembre 1953, 59.167 du 7 
janvier 1959 et 60.1044 du 22 septembre 1960, relatif au reglement des marches de I'Etat et des etablissements 
publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce; - Vu le decret n° 56.256 du 13 mars 1956 
modifie par le decret n°59.167 du 7 janvier 1959, relatif aux marches passes au nom de I'Etat; 

- Vu le decret n° 57.24 du 8 janvier 1957 relatif aux marches passes en Algerie; - Vu I'arrete du 12 janvier 1957 
modifie par I'arrete du 3 mai 1957 fixant les modalites d'application du decret n°57.24 du 8 janvier1957; 

- Vu le decret n°64.103 du 26 mars 1964 portant organisation de la Commission Centrale des marches 1 

- Vu I'avis de la Commission Centrale des marches en date du 16 novembre 1964 sur le projet du cahier des 
clauses administratives generales. 

Arrete 

Article 1 er: Est approuve le cahier des clauses administratives generales applicables aux marches des travaux 
du Ministere de la reconstruction, des travaux publics et des transports dont le texte est annexe au present 
arrete. 

Article 2 : Le cahier des prescriptions speciales de chaque marche, designers les autorites qui exercerons les 
fonctions attributes par le cahier des clauses administratives generales, au Prefet, a I'ingenieur en chef, a 
I'ingenieur de I'arrondissement ou a I'architecte. 

Article 3 : Lorsqu'un cahier des prescriptions speciales contiendra , exceptionnellement, des derogations au 
cahier des clauses administratives generales , une liste des articles auxquels il est ainsi deroge, sera incluse 
dans I'article final du cahier des prescriptions speciales. 

Article 4 : Le cahier des clauses administratives generales vise a I'article 1 er ci-dessus, sera applique a tous les 
marches de travaux dont la procedure de passation, commencera posterieurement au 1 er janvier 1 965. 

Article 5 : A cette meme date seront abroges tous les textes anterieurs relatifs au meme objet et, notamment: 

• Le cahier des clauses et conditions generales imposees aux entrepreneurs des travaux d'architecture d'Algerie, 
approuve par arrete du 28 decembre 1934; 

• Le cahier des clauses administratives generales imposes aux entrepreneurs des travaux des ponts et 
chaussees approuve par arrete du 15 decembre 1958. 

Article 6 : Le directeur de I'infrastructure et le directeur de la reconstruction et de I'urbanisme au ministere de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution 
du present arrete qui sera publie au journal officiel de la Republique Algerienne Democratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 21 novembre 1964. 

AHMED BOUMENDJEL 

Dispositions generales 
A - Passation des marches 

Les marches relatifs a I'execution des travaux dependant des administrations de I'Etat peuvent etre conclu : 

• Par adjudication ouverte ou restreinte; 

• Sur appel d'offres, ouvert ou restreint; 



• De gre a gre. 

B - Classification des marches 

Les marches peuvent etre passes a prix global forfaitaire, a prix unitaire et, exceptionnellement, sur la base de 
depenses controlees. 

a) Le marche a prix global forfaitaire est celui ou le travail demande a I'entrepreneur, est completement 
determine et ou le prix est fixe en bloc et a I'avance. 

b) Le marche a prix unitaires est celui ou le reglement est effectue en appliquant les dits prix unitaires, aux 
quantites reellement executees , les prix unitaires peuvent etre, soit specialement etablis pour le marche 
considere (bordereau), soit base sur ceux d'un recueil existant (serie). 

Le marche a commandes et le marche de clientele, constituent des cas particuliers des marches a prix unitaires. 

•Le marche a commandes comporte 
Un maximum de durees ; 

Un minimum et un maximum de volumes des travaux exprimes soit en quantite soit en valeur. 

• Le marche de clientele comporte I'execution de certaines prestations demandees au fur et a mesure des 
besoins pendant une periode determinee. 

c) Le marche sur depenses controlees est celui dans lequel les depenses reelles et controlees de I'entrepreneur 
(main d'oeuvre, materiaux, matieres consommables, location de materiel, transports, etc...), pour I'execution 
d'un travail determine, lui sont integralement remboursees , affectees de coefficients de majoration, tenant 
compte des frais generaux et du benefice. 

Article 2: 

Delais 

1. - Tout delai imparti par le marche a I'administration ou a I'entrepreneur commence a courir au debut du 
lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait qui sert de depart a ce delai. 

2. - Lorsque le delai est fixe en jours, il expire a la fin du dernier jour de la duree prevue. 

3. - Lorsque le delai est fixe en mois, il est compte de quantieme en quantieme S'il n'existe pas de quantieme 
correspondant dans le mois ou se termine le delai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois. 

4. - Lorsque le dernier jour d'un delai est un jour legalement ferie ou chome, le delai est prolonge jusqu'a la fin du 
premier jour ouvrable qui suit. 

5. - Lorsque, dans les cas prevus aux articles 4 (A,7d) 5(5e); 12,7,27,4;30,1,31-1 33 (premier sous article 13,1); 
33( second sous article 1); 34,2; 39 (A,6) 39 (A,9); 39 (B,3); 39 (B,6); 41 (A,8); 50, 2 ; 51,1 I'entrepreneur 
adresse un document ecrit aux ingenieurs, aux architectes, au prefet ou a I'administration ; il doit, dans le delai 
imparti, s'il en est prevu un , soit deposer contre recepisse le pli aupres du fonctionnaire competent, soit le lui 
faire parvenir par lettre recommandee avec demande d'avis de reception postale La date du recepisse ou de 
I'avis de reception postal, fait foi en matiere de delai. 

TITRE I 

PASS ATI ON DES MARCHES 
Article 3 

DISPOSITIONS GENERALES 

A - Conditions a remplir pour prendre part aux marches 

1. - Lexecution des marches ne peut etre confiee qu'a une entreprise ayant les capacites juridique, technique et 
financiere necessaires. Ladministration apprecie souverainement ces capacites. 

2. - Pour pouvoir presenter des offres, les personnes ou societes en etat de reglement judiciaire, doivent avoir 
ete prealablement autorisees par I'administration. 

B - Demande d'admission et justifications a fournir 1. - Chaque candidat est tenu de presenter: 

a) Une declaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaitre son nom, prenom, qualite et 
domicile, et s’il agit au nom d'une societe, la raison sociale, I'adresse du siege social, la qualite en laquelle il agit 
et les pouvoirs qui lui sont conferes. 

b) Une note indiquant ses moyens techniques '", le lieu, la date, la nature et I'importance des travaux qu'il a 
executes ou a I'execution desquels il a concouru, I'emploi qu'il occupait dans chacune des entreprises auxquelles 
il a collabore, ainsi que les noms, qualites et domiciles des hommes de I'art sous la direction desquels ces 
travaux ont ete executes. Les certificats delivres par ces hommes de I'art sont joints a la note. Ms peuvent etre 



remplaces par des certificats delivres par un organisme de qualification et classification agree par 
I'administration. 

c) Les renseignements ou pieces d'ordre technique, concernant I'entreprise et dont la production peut etre 
exigee, le cas echeant, par I'avis d'adjudication ou d'appel d'offres. 

d) Une declaration conforme a un des modeles fixes par arrete du ministre de I'economie nationale, justifiant 
notamment, qu'il ne tombe pas sous le coup des sanctions prevues par la loi n° 47-1635 du 30 aout 1947 ou par 
le dernier alinea de I'article 37 de I'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 modifiee par le decret n° 58-545 du 24 
juin 1958 et justifiant en outre , dans les conditions fixees par decret, de sa situation a I'egard de la security 
sociale et des recouvrements fiscaux. 

e) Les pieces justificatives de la nationality de I'entreprise et de ses dirigeants exigees par I'avis d'adjudication 
ou d'appel d'offres, si le marche est passe pour les besoins de la defense. 

2. - Les entreprises en autogestion, les societes cooperatives ouvrieres de production, les societes cooperatives 
d'artisans et les societes cooperatives d'artistes, doivent, pour etre admises a soumissionner se faire 
representer, vis a vis de I'administration, par un delegue unique muni de pouvoirs etablis dans les conditions 
fixees par arrete du ministre de I'economie nationale. Elies ont a produire, outre les pieces visees a I'alinea B.1, 
un acte en bonne et due forme, designant le delegue charge de les representer et lui attribuant les pouvoirs 
necessaires. 

10 Voir article 1 er du decret n° 54-596 du 11 juin 1954. 

3. - sont admis au benefice des dispositions du decret n° 59-1025 du 31 aout 1959. 

a) Les entreprises en autogestion. 

b) Les societes cooperatives ouvrieres de production dont les trois quarts au moins, des societaires travaillent a 
titre permanent dans I'entreprise sont de nationality algerienne et inscrites, apres production de pieces 
justificatives, sur une liste etablie par le ministre des affaires sociales et publiee au Journal Officiel de la 
Republique Algerienne Democratique et Populaire. 

c) Les artisans de nationality algerienne, satisfaisant aux dispositions de la reglementation organisant la 
profession artisanale. 

d) Les societes cooperatives d'artisans et les societes cooperatives d'artistes inscrites apres production de 
pieces justificatives sur une liste etablie par le ministre charge de I'artisanat, et publiee au Journal Officiel de la 
Republique Algerienne Democratique et Populaire. 

4. - Pour beneficier des dispositions de la loi n°57- 28 du 10 janvier 1957, les petits artisans doivent produire, 
outre les pieces visees a I'alinea S. 1, un certificat de I'inspecteur des contributions directes de leur domicile, 
indiquant qu'ils remplissent les conditions fixees a I'article 184 (paragraphe2) du code general des impots 

Article 4 
ADJUDICATION 

A - Adjudication ouverte 

1. - Definition. 

Ladjudication ouverte comporte 

a) Un appel a la concurrence publie par voie d'affichage ou d'insertion dans le bulletin officiel des annonces des 
marches publics et par d'autres moyens de publicity; 

b) I'examen des soumissions par un bureau , en seance publique; 

c) I'obligation de n'attribuer le marche qu'au soumissionnaire le mieux disant. 

2. - Demande d'admission et justification a fournir. 

Chaque candidat est tenu de presenter les pieces exigees dans son cas particulier par I'article 3 ci-dessus. 

3. - Visa des pieces demandees aux concurrents. 

Toutes les pieces demandees aux concurrents pour leur permettre de participer a I'adjudication doivent, a peine 
de forclusion, avoir ete visees a titre de communication, par I'ingenieur en chef avant I'adjudication. 

4. - Forme des soumissions. 

a) les soumissions doivent etre etablies sur papier timbre et etre conformes au modele insere dans le cahier des 
prescriptions speciales. 



b) la soumission deposee par une entreprise en autogestion, par une societe d'ouvriers ou par une societe 
d'artisans ou par une societe cooperative d'artistes, doit etre presentee et signee par le delegue charge de 
representer la societe. 

c) toute soumission qui n'est pas accompagnee des pieces ci-dessus exigees, ou qui presente avec le modele 
prescrit, une difference substantielle, est declaree nulle et non avenue. 

d) pour les adjudications dites au rabais, le pourcentage de rabais ( ou eventuellement de majoration) ne doit 
pas comporter plus d'une decimale ; dans le cas contraire, la deuxieme decimale est reputee inexistante. 

e) pour les adjudications sur offres de prix, le soumissionnaire doit presenter un bordereau des prix et un detail 
estimatif etablis, chacun conformement au modele figurant au dossier d'adjudication et dont les indications 
doivent etre en parfaite concordance, tant entre elles qu'avec celles de la soumission. En cas de discordance 
entre les indications de ces differentes pieces, les indications de prix ecrites en lettres au bordereau des prix, 
sont tenues pour bonnes et les indications contraires, aussi bien que les erreurs materielles dans les operations, 
sont rectifiees d'office pour etablir le montant reel de la soumission qui doit servir de base a I'adjudication. 

f) pour les adjudications sur prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est tenu, sauf dispositions contraires du 
cahier des prescriptions speciales, de fournir une decomposition de ce prix presentee sous la forme d'un detail 
estimatif dont le cadre est fixe par I'administration. 

5. - Envoi des soumissions. 

a) pour les adjudications dites au rabais , la soumission est mise seule , dans une enveloppe cachetee, portant le 
nom du soumissionnaire . Cette enveloppe est renfermee avec les pieces exigees pour I'admission a 
I'adjudication dans une deuxieme enveloppe, cachetee elle aussi, indiquant le lot auquel la soumission se 
rapporte, mais pas le nom du soumissionnaire. 

3. - Visa des pieces demandees aux concurrents. 

Toutes les pieces demandees aux concurrents pour leur permettre de participer a I'adjudication doivent, a peine 
de forclusion, avoir ete visees a titre de communication, par I'ingenieur en chef avant I'adjudication. 

4. - Forme des soumissions. 

a) les soumissions doivent etre etablies sur papier timbre et etre conformes au modele insere dans le cahier des 
prescriptions speciales. 

b) la soumission deposee par une entreprise en autogestion, par une societe d'ouvriers ou par une societe 
d'artisans ou par une societe cooperative d'artistes, doit etre presentee et signee par le delegue charge de 
representer la societe. 

c) toute soumission qui n'est pas accompagnee des pieces ci-dessus exigees, ou qui presente avec le modele 
prescrit, une difference substantielle, est declaree nulle et non avenue. 

d) pour les adjudications dites au rabais, le pourcentage de rabais ( ou eventuellement de majoration) ne doit 
pas comporter plus d'une decimale ; dans le cas contraire, la deuxieme decimale est reputee inexistante. 

e) pour les adjudications sur offres de prix, le soumissionnaire doit presenter un bordereau des prix et un detail 
estimatif etablis, chacun conformement au modele figurant au dossier d'adjudication et dont les indications 
doivent etre en parfaite concordance, tant entre elles qu'avec celles de la soumission. En cas de discordance 
entre les indications de ces differentes pieces, les indications de prix ecrites en lettres au bordereau des prix, 
sont tenues pour bonnes et les indications contraires, aussi bien que les erreurs materielles dans les operations, 
sont rectifiees d'office pour etablir le montant reel de la soumission qui doit servir de base a I'adjudication. 

f) pour les adjudications sur prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est tenu, sauf dispositions contraires du 
cahier des prescriptions speciales, de fournir une decomposition de ce prix presentee sous la forme d'un detail 
estimatif dont le cadre est fixe par I'administration. 

5. - Envoi des soumissions. 

a) pour les adjudications dites au rabais, la soumission est mise seule, dans une enveloppe cachetee, portant le 
nom du soumissionnaire. Cette enveloppe est renfermee avec les pieces exigees pour I'admission a 
I'adjudication dans une deuxieme enveloppe, cachetee elle aussi, indiquant le lot auquel la soumission se 
rapporte, mais pas le nom du soumissionnaire. 

b) pour les adjudications sur offres de prix, I'envoi se fait dans les memes formes que pour une adjudication dite 
au rabais a la difference pres, que la soumission, au lieu d'etre seule dans la premiere enveloppe, y est 
accompagnee du bordereau des prix et du detail estimatif etablis par le soumissionnaire. 



c) aucune soumission n'est regue en seance publique. 

d) les concurrents adressent a I'ingenieur en chef par lettre recommandee, leur soumission accompagnee des 
pieces annexes preserves, comme il est dit au A,5, a ou au A, 5, b - 

e) le delai pour la reception des lettres recommandees, expire le dernier jour non ferie precedant la veille de 
I'adjudication, a dix huit heures, terme de rigueur. Les soumissions qui parviennent a I'ingenieur en chef 
posterieurement a I'expiration de ces delais, ne sont pas admises. 

f) les lettres recommandees portent exterieurement une mention indiquant la nature de leur contenues et 
avertissant qu'elles ne doivent pas etre ouvertes avant I'adjudication. 

g) aucune soumission une fois envoyee, ne peut etre retiree, completee ou modifiee. 

6. - Ouverture des plis et decision du bureau. 

a) a I'ouverture de la seance publique, le president du bureau d'adjudication, depose sur le bureau, tous les plis 
regus. 

b) les regies relatives a I'ouverture des plis et a la decision du bureau, sont fixees par les articles 19 et 20 du 
decret n° 56-256 du 13 mars 1956. 

c) lorsque la verification detaillee des soumissions ne peut pas etre effectuee seance tenante, tous les 
soumissionnaires restent engages pendant le delai de verification qui est de dix jours sauf stipulation du cahier 
des prescriptions speciales fixant un delai moindre. Si cette verification fait apparaitre des erreurs et conduit 
ainsi a declarer adjudicataire provisoire, un candidat autre que celui designe en seance publique, I'ancien et le 
nouvel adjudicataire provisoire, sont informes de cette decision par les soins du president du bureau 
d'adjudication, avant I'expiration du delai susvise. 

d) les operations du bureau et les resultats de I'adjudication sont constates dans un proces verbal qui n'est signe 
que par le president et les membres du bureau. 

7. - Resultats definitifs de I'adjudication. 

a) I'adjudication n'est valable qu'apres la signature du marche par I'autorite competente. 

b) I'entrepreneur ne peut pretendre a aucune indemnite dans le cas ou il n'est pas donne suite a I'adjudication. 

c) la signature du marche doit etre notifiee au soumissionnaire dans un delai de soixante jours a partir de la date 
fixee pour I'ouverture des plis remis par les concurrents; ce delai est porte a quatre vingt dix jours a partir de la 
meme date, si le marche est signe par le ministre ou s'il est soumis, pour avis, a la commission centrale des 
marches. Le delai est toujours de quatre vingt dix jours lorsque I'adjudication a donne lieu, en seance publique, a 
reclamation ou protestation. 

d) a I'expiration du delai fixe a I'alinea A, 7, c ci-dessus, et si la signature du marche n'a pas encore ete notifiee 
aux soumissionnaires celui-ci sera libre de renoncer a I'entreprise. Cette renonciation devra faire I'objet d'une 
declaration ecrite a I'ingenieur en chef . 

e) mais si le soumissionnaire n'a pas use de la faculte visee a I'alinea A, 7, d ci-dessus avant la notification de la 
signature du marche, il sera engage irrevocablement vis-a-vis de I'Etat par cette notification. 

B - Adjudication restreinte 
I- Definition 

Ladjudication restreinte differe de I'adjudication ouverte en ce que seuls sont autorises a soumissionner, les 
entrepreneurs reconnus , apres avis d'une commission d'admission , presenter les capacites suffisantes, 
notamment aux points de vue technique et financier. 

II - Conditions principales 

a) les concurrents qui desirent prendre part a I'adjudication doivent en adresser la demande a I'ingenieur en chef 
designe sur I'avis d'adjudication et joindre a cette demande les pieces exigees dans les cas particuliers, par 
I'article 3, ci-dessus. 

b) les concurrents qui, a la suite de cette demande, ont ete agrees, sont seuls admis a prendre part a 
I'adjudication et doivent joindre a leur envoi, I'avis d'admission qui leur aura ete adresse par I'ingenieur en chef 
qui leur aura indique les lieux, date et heure fixes pour I'adjudication, 

c) toutes les autres conditions fixees par le present article pour les adjudications ouvertes sont applicables aux 
adjudications restreintes. 


Article 5 



Marches sur appel d'offres 
1Definition 

Lappel d'offres avec ou sans concours comporte: 

a) un appel a la concurrence adresse: 

Soit par voie d'affichage ou d'insertion dans la Bulletin Officiel des annonces des marches publics, et par d'autres 
moyens de publicite, a I'ensemble des entrepreneurs de la profession si I'appel d'offres est dit ouvert; 

Soit par demande d'offres individuelles aux seuls entrepreneurs choisis par I'administration, si I'appel d'offres est 
dit restreint. 

b) I'ouverture des soumissions par une commission en seance non publique. 

c) la possibility pour I'administration de choisir, librement et conformement aux interets de I'Etat, I'entrepreneur 
qui lui parait meriter la preference, meme si celui-ci n'est pas le mieux disant. 

2. - Conditions principales des marches sur appel d'offres sans concours. 

a) les marches sur appel d'offres sans concours, sont passes dans les conditions fixees aux articles 24 et 28 du 
decret n" 56-256 du 13 mars 1956, modifie. 

b) lorsque les offres sont faites sur prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est tenu, sauf disposition 
contraire du cahier des prescriptions speciales, de fournir une decomposition de ce prix , presentee sous la 
forme d'un devis quantitatif et estimatif, qui pourra servir a I'etablissement des prix des ouvrages ordonnes en 
plus ou en moins, a 1'evaluation des services faits et a I'etablissement des decomptes provisoires. 

c) chaque concurrent place sous I'enveloppe exterieure visee a I'article 26 du decret precite, les pieces qui 
seraient exigees dans son cas particulier par I'article 3 ci-dessus. Toutefois, si I'appel d'offre est restreint, la note 
et les renseignements vises aux alineas B, 1, b et B, 1, c du dit article, ne sont produits que s'ils ont ete 
demandes par la lettre de consultation. 

3. - Conditions principales des marches sur appel d'offres avec concours. 

a) les marches sur appel d'offres avec concours portant soit sur I'execution d'un projet prealablement etabli, soit 
a la fois sur I'etablissement d'un projet et son execution, sont passes dans les conditions fixees par les articles 
24 a 30, 32 et 33 du decret n° 56-256 du 13 mars 1956. 

b) le programme du concours determine les pieces a fournir par les soumissionnaires en ce qui concerne les 
modalites de reglement pour les marches a forfait. 

c) lorsque le concours est lance par voie d'appel public a la concurrence, chaque candidat desirant y participer, 
doit adresser la demande a I'ingenieur en chef dans le delai fixe par I'avis d'ouverture du concours et joindre a 
cette demande, les pieces exigees dans son cas particulier par I'article 3 ci-dessus. Seuls sont admis a remettre 
des offres, les candidats dont la demande est agreee par I'administration. 

d) lorsque les candidats admis a soumissionner sont choisis directement par I'administration, il est fait 
application des dispositions prevues en cas d'appel d'offres restreint, par le 2, c du present article. 

4. - Forme des soumissions: 

a) les soumissions doivent etre etablies sur papier timbre et etre conformes au modele insere dans le cahier des 
prescriptions speciales ou le programme du concours. 

b) la soumission deposee par une entreprise en autogestion, par une societe cooperative ouvriere de production, 
par une societe cooperative d'artisans ou par une societe cooperative d'artistes, doit etre presentee et signee par 
le delegue charge de representer la societe. 

5. - Resultats definitifs de I'appel d'offres. 

a) les marches sur appel d'offres, qu'ils soient passes avec ou sans concours ne sont valables et definitifs 
qu'apres avoir ete signes par I'autorite competente. 

b) le soumissionnaire ne peut pretendre a aucune indemnity dans le cas ou ses propositions ne sont pas 
acceptees. 

c) sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions speciales, la signature du marche sur appel d'offres sans 
concours, doit etre notifiee au soumissionnaire: 

• Dans le delai de soixante jours a partir de la date limite fixee pour la reception des offres, si le marche peut etre 
signe par I'ingenieur en chef sans avis prealable de la commission centrale des marches. 



• Dans le delai de quatre vingt dix jours a partir de la meme date si le marche est signe par le ministre ou soumis, 
pour avis, a la commission centrale des marches. 

d) dans le cas d'un appel d'offres avec concours, le programme du concours fixe le delai pendant lequel le 
soumissionnaire reste engage vis-a-vis de I 1 Etat. 

e) a I'expiration des delais ci-dessus fixes, et si la signature du marche n'a pas ete notifiee au soumissionnaire, 
celui-ci sera libre de renoncer a I'entreprise par declaration ecrite adressee a I'ingenieur en chef. 

f) mais si le soumissionnaire n'a pas use de la faculte visee a I'alinea precedant, avant la notification de la 
signature du marche , il sera engage irrevocablement, vis-a-vis de I'Etat par cette notification. 

Article 6 

Marche de gre a gre 

1. - Le marche de gre a gre est librement negocie entre I'administration et I'entrepreneur qu'elle a choisi sans que, 
pour assurer eventuellement la publicite et la concurrence et pour passer les marches, I'administration soit 
astreinte a suivre une procedure definie. 

2. - Les conditions de passation des marches de gre a gre , sont fixees par les articles 34 et 36 du decret n" 56- 
256 du 13 mars 1956 . 

3. - Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions speciales, determine les pieces a 
presenter par I'entrepreneur. 

Lorsque le marche est conclu sur un prix global et forfaitaire, I'entrepreneur est tenu, sauf disposition contraire 
du cahier des prescriptions speciales, de fournir une decomposition de ce prix, presentee sous la forme d'un 
devis quantitatif et estimatif qui pourra servir a I'etablissement des prix des ouvrages ordonnes en plus ou en 
moins, a 1'evaluation des services faits et a I'etablissement des decomptes provisoires. 

4. - Lentrepreneur fournit, dans tous les cas, la declaration visee a I'alinea B, 1, d de I'article 3. 

Article 7 
Cautionnement. 

1. - Si le cahier des prescriptions speciales le prevoit, I'entrepreneur est tenu de fournir un cautionnement. 

2. - Le montant du cautionnement est fixe par le cahier des prescriptions speciales. II ne peut etre superieur a 
trois pour cent (3%) du montant initial du marche augmente, le cas echeant, du montant des avenants, lorsque le 
marche ne comporte pas de delai de garantie, et a dix pour cent (10%), lorsque le marche est assorti d'un delai 
de garantie. 

3. - Si le titulaire du marche beneficie d'une reglementation speciale en matiere de cautionnement, celui-ci est 
ramene, le cas echeant, au maximum prevu par la dite reglementation. 

4. - Sauf dispositions particulieres du cahier des prescriptions speciales, le cautionnement est constitue dans le 
departement ou reside le comptable assignataire et doit etre realise dans les vingt jours qui suivent la 
notification de la signature du marche. 

5. - Le cautionnement est soumis aux conditions fixees par les decrets relatifs aux reglements et aux 
financement des marches de I'Etat. 

6. - II garantit la bonne execution du marche et le recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu 
debiteur au titre du marche. 

7. - S'il est remplace par une caution personnels et solidaire , I'engagement de la caution doit etre etabli selon un 
modele fixe par I'arrete du ministre de I'economie nationale , pris en application du decret n°60-1044 du 22 
septembre 1960. 

Article 8 

Pieces a delivrer a I'entrepreneur 
Frais de passation des marches 

1. - Aussitot apres la signature du marche, I'ingenieur en chef delivre sans frais, a I'entrepreneur, sur son 
recepisse, une expedition verifiee et certifiee conforme de la soumission, du cahier des prescriptions speciales 
et des autres pieces particulieres expressement designees comme constitutives du marche. 

2. - En cas de nantissement du marche, I'ingenieur en chef delivre egalement sans frais, a I'entrepreneur, un 
exemplaire special ou un extrait officiel du marche portant la mention «exemplaire unique», et destine a former 
titre. 



3. - Les exemplaires supplementaires demandes par I'entrepreneur lui sont delivres a titre onereux. Les sommes 
dues par lui a I'administration et arretees par I'ingenieur en chef sont deduites du montant des decomptes des 
travaux. 

4. - ^entrepreneur peut d'ailleurs faire prendre copie dans les bureaux des ingenieurs, des autres pieces qui ont 
figure au dossier public d'adjudication. 

5. - ^entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du marche, tels 
que ces droits resultent des lois et reglement en vigueur. 

TITRE II 

EXECUTION DES TRAVAUX 
Article 9 

Representation des Entreprises en Autogestion 
des Societes Cooperatives ouvrieres de production, 
des Societes Cooperatives dArtisans et 
des Societes Cooperatives dArtistes. 

1Le representant de I'entreprise en autogestion, de la societe cooperative ouvriere de production, de la societe 
cooperative d'artisans ou de la societe cooperative d'artistes, vise au B, 2 de I'article 3 du present texte, a , au 
regard de I'administration , les memes droits et les memes obligations qu'un entrepreneur agissant pour son 
propre compte. S'il vient a mourir ou a se retirer au cours de I'entreprise, la societe doit presenter un remplagant 
a I'administration dans un delai de quinze jours. 

2.- Ladministration a le droit de resilier le marche si elle juge ne pas pouvoir agreer le remplagant propose ou si 
la societe n'a pas fait de presentation dans le delai sus indique; I'administration a egalement le droit de 
prononcer la resiliation du marche, dans le cas ou il est constate apres I'adjudication ou I'appel d'offres, que la 
societe n'est pas ou a cesse d'etre valablement constitute. 

Article 10 

Domicile de I'Entrepreneur Presence de I'Entrepreneur sur les lieux des travaux 

1. - Lentrepreneur est tenu d'elire domicile a proximite des travaux et de faire connaitre le lieu de ce domicile, a 
I'ingenieur en chef. Faute par lui d'avoir satisfait a cette obligation dans un delai de quinze jours a dater de la 
notification de la signature du marche, toutes les notifications qui se rapportent a son entreprise sont valables 
lorsqu'elles ont ete faites a la mairie de la commune designee a cet effet par le cahier des prescriptions 
speciales. Si les travaux sont executes sur le territoire d'une seule commune et si aucune mairie n'a ete designee 
par le cahier des prescriptions speciales, les notifications sont valables lorsqu'elles ont ete faites a la mairie de 
la commune du lieu des travaux. 

2. - Apres la reception definitive des travaux, I'entrepreneur est releve de I'obligation d'avoir un domicile a 
proximite des travaux. S'il ne fait pas connaitre son nouveau domicile a I'ingenieur en chef. Les notifications 
relatives a son entreprise, sont valablement faites a la mairie ci-dessus designee. 

3. - Pendant la duree des travaux, I'entrepreneur ne peut s'eloigner du chantier qu'apres avoir fait agreer par 
I'ingenieur d'arrondissement ou par I'architecte, un representant capable de le remplacer, de maniere qu'aucune 
operation ne puisse etre retardee ou suspendue a raison de son absence. 

4. - Lentrepreneur se rend dans les bureaux des ingenieurs ou de I'architecte et il les accompagne dans leurs 
tournees toutes les fois qu'il en est requis. 

Article 11 

Defense de sous traiter ou de faire apport sans autorisation. 

1. - Lentrepreneur ne peut ceder a des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, ni en faire 
apport a une societe ou a un groupement, sans autorisation expresse de I'administration. 

2. - Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers I'administration qu'envers les 
ouvriers et les tiers. 

3. - Si, sans autorisation, I'entrepreneur a passe ou sous-traite, ou fait apport du marche a une societe ou a un 
groupement, il peut etre fait application, sans mise en demeure prealable des mesures prevues a I'article 35 ci- 
apres. 

4. - Le marchandage est interdit. N'est pas considere comme marchandage une sous-entreprise portant 
essentiellement sur la main d’ceuvre, dans laquelle le sous-traitant est un chef d'etablissement de la profession 
inscrit au registre du commerce ou au registre des metiers et proprietaire d'un fonds de commerce. 



Article 12 

Preparation et execution des travaux 
Ordre de service 

1^entrepreneur doit commencer les travaux dans les delais fixes par I'ordre de service de I'ingenieur 
d'arrondissement ou de I'architecte. 

2. - Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions speciales, peut definir les delais dans 
lesquels I'entrepreneur doit, a compter de la date de notification de la signature du marche, presenter a 
I'approbation de I'ingenieur d'arrondissement ou de I'architecte d'une part, le calendrier d'execution des travaux 
et les mesures generales qu'il entend prendre a cet effet, d'autre part les dessins dont I'etablissement lui 
incombe, assortis de toutes justifications utiles. Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 
prescriptions speciales, peut subordonner le commencement des travaux a la presentation ou a I'approbation de 
tout au partie de ces documents. 

3. - Lentrepreneur regoit gratuitement des ingenieurs ou de I'architecte au cours de I'entreprise, une copie 
certifiee de chacun des dessins relatifs aux dispositions imposees par le projet et des autres documents 
necessaires a I'execution des travaux. 

4. - II se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifies. 

5. - II se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque 
I'ingenieur d'arrondissement ou I'architecte les a ordonnes par ordre de service et sous sa responsabilite. II ne lui 
est tenu compte des changements qu'au tant qu'il justifie de cet ordre de I'ingenieur d'arrondissement ou de 
I'architecte. 

6. - Lentrepreneur a toutefois I'obligation de verifier les documents vises aux alineas 3,4 et 5 du present article et 
de signaler a I'ingenieur d'arrondissement ou a I'architecte, avant toute execution les erreurs, omissions ou 
contradictions qu'ils peuvent comporter et qui sont facilement decelables pour un homme de I'art. 

7. - Lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service depassent les obligations de son 
marche, il doit sous peine de forclusion, en presenter I'observation ecrite et motivee a I'ingenieur 
d'arrondissement ou a I'architecte dans un delai de dix jours. La reclamation ne suspend pas I'execution de 
I'ordre de service, a moins qu'il n'en soit ordonne autrement par I'ingenieur d'arrondissement ou I'architecte. 

8. - Les ordres de service sont obligatoirement ecrits. Ils sont dates, numerates et enregistres. 

Article 13 

Choix des Commis, Chefs de Chantiers 
ou d'Ateliers et Ouvriers 

1. - Lentrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs de chantiers ou d'ateliers que des personnes capables 
de I'aider et de le remplacer au besoin, dans la conduite et le metrage des travaux. 

2. - Lingenieur d'arrondissement ou I'architecte a le droit d'exiger le changement des agents et ouvriers de 
I'entrepreneur pour insubordination, incapacity ou defaut de probite. 

3. - Lentrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfagons qui seraient commises par des agents et 
ouvriers dans la fourniture et I'emploi des materiaux. 

Article 14 

Embauchage des Ouvriers (1) 

1. - Lentrepreneur doit faire connaitre huit jours au moins avant I'ouverture des chantiers ou d'ateliers, au service 
departemental de la main d’ceuvre competent pour le lieu ou s'executeront les travaux, ses besoins de mains- 
d’ceuvre, par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire et 
generalement, tous renseignements de nature a interesser les chomeurs en quete d'emploi. II doit renouveler ces 
indications, en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans I'obligation de proceder a de nouveaux 
embauchages, notamment par suite de I'extension des travaux. II doit accueillir les candidats presentes par le 
service departemental de la main d'oeuvre. Toutefois, sa liberte d'embauchage reste entiere et il n'est pas tenu 
d'engager des ouvriers qui ne presenteraient pas les aptitudes requises. II devra, en cas de refus, en indiquer le 
motif sur le coupon de reponse de la carte de presentation par le service. Le coupon est renvoye ensuite a ce 
dernier par I'entrepreneur. 

2. - Pour I'application des prescriptions du present article, il est precise que les besoins de main d’ceuvre 
s'etendent a tout le personnel necessaire des chantiers ou ateliers, en dehors des ouvriers deja attaches a 
I'entreprise avant I'ouverture des travaux. 



Article 15 

Emploi de la main-d’ceuvre agricole et forestiere 

^entrepreneur sera tenu d'appliquer la reglementation relative a la protection des travaux agricoles et forestiers. 
Article 16 

Liste nominative des ouvriers 
Ouvriers etrangers 

1. - Le nombre des ouvriers de chaque profession doit toujours etre suffisant pour permettre I'execution des 
travaux dans les delais impartis. 

2. - Le nombre des ouvriers etrangers ne peut depasser la proportion fixee par le cahier des prescriptions 
speciales. 

Pour mettre I'ingenieur ou I'architecte a meme de controler I'accomplissement de ces conditions, I'entrepreneur 
remet periodiquement a I'ingenieur ou a I'architecte, aux epoques fixees par celui-ci, la liste nominative des 
ouvriers mentionnant la nationality de chacun d'eux, sa qualification professionnelle, son mode de recrutement 
et la date de son affectation a I'entreprise. 

Article 17 

Application de la legislation et de la Reglementation du travail, de la legislation et de la reglementation sociales 
au personnel de I'entreprise paiement des ouvriers 

1. - La charge entiere de I'application au personnel de I'entreprise de I'ensemble de la legislation et de la 
reglementation du travail, notamment en ce qui concerne I'hygiene et la securite des travailleurs, comme de la 
legislation et de la reglementation sociales incombe a I'entrepreneur, et I'administration pourra, en cas 
d'infraction, appliquer les mesures coercitives prevues a I'article 35. 

2. - Le salaire paye aux ouvriers ne doit pas etre inferieur, pour chaque profession et, dans chaque profession, 
pour chaque categorie d'ouvriers au prix qui figure au bordereau du taux normal et courant des salaires. Les 
heures supplementaires de travail faites par les ouvriers au dela de la duree legale seront majorees dans les 
conditions prevues par la legislation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la 
profession et dans la region, si celles-ci prevoient des taux superieurs. 

3. - Toutefois, I'employeur peut, exceptionnellement, appliquer un salaire moindre aux ouvriers que leurs 
aptitudes physiques mettent dans une condition d'inferiorite notoire sur les ouvriers de ma meme categorie. La 
proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la categorie, et le maximum de 
reduction possible de leur salaire, seront fixes par le cahier des prescriptions speciales dans les limites permises 
par la legislation en vigueur. 

4. - Le bordereau du taux normal et courant des salaires, est affiche par les soins et aux frais de I'entrepreneur 
dans les chantiers et ateliers ou sont executes les travaux. 

5. - Independamment des obligations preserves par les reglements en vigueur en ce qui concerne I'inspection du 
travail, I'entrepreneur est tenu de donner communication a I'ingenieur d'arrondissement ou a I'architecte sur la 
demande de celui-ci, de tous les documents necessaires pour verifier que le salaire paye aux ouvriers n'a pas ete 
inferieur au salaire porte a ce bordereau. 

Un agent de I'administration peut assister au paiement des ouvriers, toutes les fois que celle-ci le juge utile. 

6. - Si I'administration constate une difference, elle indemnise directement les ouvriers leses au moyen de 
retenues operees sur les sommes dues a I'entrepreneur, ou a defaut, sur son cautionnement et elle en avise 
I'inspecteur du travail et la commission centrale des marches. 

7. - Le bordereau du taux normal et courant des salaires reste en vigueur, tant qu'un nouveau bordereau, etabli 
dans les conditions reglementaires, n'a pas ete notifie a I'entrepreneur. 

Si un nouveau bordereau est notifie a I'entrepreneur, il remplace le bordereau primitif et devient applicable du 
jour de sa notification. 

8. - En cas de retard dument constate dans le paiement des salaires, I'administration se reserve la faculte de 
payer d'office les salaires arrieres sur les sommes dues a I'entrepreneur ou, a defaut, sur son cautionnement. 

9. - I'entrepreneur devra assurer le transport de tout ouvrier malade ou blesse, soit a I'etablissement de soins le 
plus proche du lieu des travaux, soit a domicile, suivant la gravite de son etat. 

10. - Le cahier des prescriptions speciales prescrit I'organisation d'ambulances sur les chantiers qui, par leur 
importance, leur situation et la nature des travaux, rendent cette mesure necessaire. 



11. - Outre les conditions de travail expressement stipulees par le cahier des prescriptions speciales ou par les 
presentes clauses administratives generates I'entrepreneur doit assurer a son personnel les autres conditions de 
travail qui peuvent etre fixees par la reglementation locale, les conventions collectives ou les usages pour 
chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque categorie d'ouvriers, dans la localite ou la region ou 
le travail est execute. 

12. - Lingenieur d'arrondissement ou I'architecte peut, s'il le juge utile, dans I'interet public, prescrire a 
I'entrepreneur de demander et d'utiliser, apres les avoir obtenues, les derogations aux lois et reglements prevus 
par ces textes en ce qui concerne la duree de travail et le repos hebdomadaire. 

13. - ^entrepreneur doit faire apposer dans chantiers et ateliers, une fiche indiquant I'administration ou le service 
pour le compte duquel les travaux sont executes, les nom, qualite et adresse du representant de cette 
administration ou de ce service ainsi que les nom et adresse de I'inspecteur du travail charge du controle de 
I'etablissement. 

14. - Dans le cas ou I'entrepreneur est autorise a sous-traiter une partie de son entreprise, il demeure 
responsable du respect des obligations mises a sa charge en vertu du present article qui doivent etre portees 
par lui a la connaissance de ses sous-traitants. 

Article 18 

Organisation et police des chantiers 
Relations entre les divers entrepreneurs 
A - Clauses applicables a tous les travaux 

1. - ^entrepreneur doit reconnaitre les emplacements reserves aux chantiers ainsi que les moyens d'acces, et 
s'informer de tous les reglements administratifs auxquels il doit se conformer pour I'execution des travaux. 

2. - ^entrepreneur est tenu d'observer tous les reglements et consignes de I'autorite competente, ainsi que, le cas 
echeant, les consignes speciales fixees par le chef de I'etablissement dans lequel sont executes les travaux. 

3. - Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur le meme chantier: 

a) Le cahier des prescriptions speciales peut preciser de quelle fagon I'un des entrepreneurs ou un organisme 
choisi par lui et agree par I'administration, prendra ou fera prendre en tant que de besoin, les mesures 
necessaires a la coordination des travaux, au bon ordre du chantier, a la securite des travailleurs et toute mesure 
de caractere commun precisee le dit cahier et fera I'avance des frais communs correspondants. 

b) Pour les travaux de batiment, a defaut de designation par le cahier des prescriptions speciales, I'entrepreneur 
du gros oeuvre assume ces responsabilites. Sauf dispositions particulieres prevues par le cahier des 
prescriptions speciales, les depenses correspondantes sont, apres controle de I'ingenieur ou de I'architecte, 
reparties entre les entrepreneurs au prorata des montants respectifs de leurs entreprises. 

c) Sous le benefice des dispositions qui precedent, chaque entrepreneur doit suivre I'ensemble des travaux, 
s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaitre par avance tout ce 
qui interesse leur realisation, fournir les indications necessaires a ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont 
suivies, et, en cas de contestation, en referer a I'ingenieur d'arrondissement ou a I'architecte. 

4. - Lentrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilite a I'egard des tiers en cas 
d'accidents ou de dommages causes aux tiers par la conduite ou les modalites d'execution des travaux. II 
demeure, en tout etat de cause responsable. 

B - Clauses supplementaires applicables aux travaux interessant la defense. 

Si I'entrepreneur a ete informe, soit par une disposition du cahier des prescriptions speciales, soit par I'avis 
d'adjudication ou de I'appel d'offres que les travaux interessent la defense il doit se conformer aux clauses ci- 
apres, relatives a la police des chantiers et a la protection du secret. 

1. - Police des chantiers. 

a) lorsqu'il I'estime necessaire, I'ingenieur d'arrondissement ou I'architecte peut exiger, le renvoi du chantier, 
d'ouvriers ou de preposes de I'entrepreneur, sans que I'Etat puisse etre rendu responsable des consequences de 
ces renvois. 

b) lorsque I'entrepreneur et ses sous-traitants ont decouvert un acte de malveillance caracterise, ils sont tenus 
d'alerter immediatement I'ingenieur d'arrondissement ou I'architecte, sous peine de poursuites eventuelles, en 
application de I'article 100 du code penal, sans prejudice, soit d'une mise en regie sans mise en demeure 
prealable, soit de la resiliation pure et simple du marche, soit de la passation, suivant telle procedure que jugera 



utile I'administration, d'un nouveau marche a leurs risques et perils. Dans tous les cas I'application de ces 
sanctions contractuelles est decidee par le ministre. 

c) si, a la suite d'un acte de malveillance caracterise, I'administration estime que des mesures de securite 
doivent etre prises visant notamment le personnel, le titulaire du marche et ses sous-traitants s'engagent a les 
appliquer, sans delai. Ils ne peuvent s'en prevaloir pour reclamer une indemnite. 

d) le titulaire du marche doit aviser ses sous-traitants sous sa propre responsabilite des obligations qui resultent 
des dispositions des alineas B, 1, a, B, 1, b et B, 1, c, ci-dessus. 

2. - Protection du secret. 

a) lorsque le marche presente en tout ou en partie un caractere secret ou lorsque les travaux doivent etre 
executes en des lieux ou des precautions particulieres sont prises en permanence en vue de la protection du 
secret ou de la protection des points sensibles, I'administration invite les candidats a prendre connaissance, 
dans les bureaux du service, des instructions en vigueur relatives a la protection du secret dans les entreprises 
privees travaillant pour la defense. En tout etat de cause, tout soumissionnaire ainsi avise, est repute avoir pris 
connaissance de ces instructions 

b) I'administration notifie au titulaire du marche les elements de celui-ci consideres comme secrets, et les 
mesures de precautions particulieres a adopter. 

c) I'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la 
protection des documents secrets qui leur sont confies et aviser, sans delai, I'ingenieur d'arrondissement ou 
I'architecte, de toute disparition et de tout incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements d'ordre 
militaire dont ils peuvent avoir connaissance a I'occasion du marche. 

d) I'entrepreneur est soumis a toutes les obligations prevues par les instructions relatives au controle du 
personnel et a la protection du secret et des points sensibles, ou resultant des mesures de precautions 
prescrites. II est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. II ne peut s'en 
prevaloir pour reclamer une indemnite a un titre quelconque. 

e) au cas ou I'entrepreneur et ses sous-traitants viendraient a meconnaitre les obligations prevues par les 
alineas B,2,a a B, 2, d, ci-dessus, il serait fait application des sanctions contractuelles prevues a I'alinea B, 1, b, ci- 
dessus. 

Article 19 

Transports reserves 

^entrepreneur est soumis, pour les transports executes en vue de pourvoir a I'execution du marche, aux 
obligations resultant des lois et reglements en vigueur. 

Article 20 

Propriete industrielle ou commerciale 

1. - Du seul fait de la signature du marche, I'entrepreneur garantit I'Etat contre toutes les revendications 
concernant les fournitures ou materiaux, procedes et moyens utilises pour I'execution des travaux et emanant 
des titulaires de brevets, licences, dessins, modeles, marques de fabrique ou de commerce. II, lui appartient, le 
cas echeant, d'obtenir les cessions, licences ou autorisations necessaires et de supporter la charge des droits, 
redevances ou indemnites y afferent. 

2. - En cas d'action dirigee contre I'Etat par des tiers detenteurs de brevets, licences, modeles, dessins, marques 
de fabrique ou de commerce utilises par I'entrepreneur pour I'execution des travaux, I'entrepreneur doit intervenir 

a I'instance et indemniser I'Etat de tous dommages et interets prononces a son encontre, ainsi que des frais 
supportes par lui. 

3. - Sous reserves des droits des tiers, I'administration a la possibility de reparer elle-meme, ou de faire reparer 
les appareils brevetes utilises ou incorpores dans les travaux au mieux de ses interets, par qui bon lui semble, et 
de se procurer comme elle I'entend, les pieces necessaires a cette reparation. 

Article 21 

Origine, qualite et mise en oeuvre des materiaux 

1. - Sauf exceptions prevues au cahier des prescriptions speciales, les materiaux doivent etre conformes aux 
dispositions du cahier des prescriptions communes. 

2. - Dans chaque espece, categorie ou choix, ils doivent etre de la meilleure qualite, travailles et mis en oeuvre 
conformement aux regies de I'art. 



3. - lls peuvent etre employes qu'apres avoir ete verifies et provisoirement acceptes par I'ingenieur 
d'arrondissement ou I'architecte ou par leurs preposes, a la diligence de I'entrepreneur. 

4. - Nonobstant: cette acceptation jusqu'a la reception definitive des travaux, ils peuvent en cas de surprise, de 
mauvaise qualite ou de malfagon, etre rebutes par I'ingenieur d'arrondissement ou I'architecte, et ils sont alors 
remplaces par I'entrepreneur et a ses frais. 

5. - Sous reserve, le cas echeant, des dispositions resultant des traites ou accords internationaux, materiels, 
machines, appareils, outillages et fournitures employes pour I'execution des travaux, doivent etre d'origine 
algerienne. 

6. - Sous la meme reserve, les derogations particulieres peuvent etre prevues au cahier des prescriptions 
speciales ou peuvent etre accordees en cours d'entreprise par decision ministerielle. 

Article 22 

Dimensions et dispositions des materiaux et des ouvrages 

1. - ^entrepreneur ne peut, de lui-meme, apporter aucun changement au projet. 

2. - Sur I'ordre de service de I'ingenieur d'arrondissement ou de I'architecte qui fixe un delai d'execution, il est tenu 
de faire remplacer les materiaux ou reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes au cahier des 
prescriptions speciales ou aux ordres de service. 

3. - Toutefois, si les ingenieurs ou I'architecte reconnaissent que les changements faits par I'entrepreneur ne 
sont contraires ni aux regies de I'art, ni au bon gout, les nouvelles dispositions peuvent etre maintenues; dans ce 
cas, I'entrepreneur n'a droit a aucune augmentation de prix, a raison des dimensions plus fortes ou de la valeur 
plus elevee que peuvent avoir les materiaux ou les ouvrages. 

Dans ce cas, les metres bases sur les dimensions preserves par le cahier des prescriptions speciales ou par les 
ordres de service. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des materiaux moindre, les 
metres et les prix sont reduits en consequence. 

Article 23 

Enlevement du materiel et des materiaux sans emploi 

1. - Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit proceder a ses frais, au degagement, au 
nettoiement et a la remise en etat des emplacements mis a sa disposition par I'administration, pour I'execution 
des travaux. II se conforme pour ce degagement, ce nettoiement et cette remise en etat a I'echelonnement et 
aux delais fixes par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions speciales ou par les 
ordres de service. 

2. - A defaut d'execution de tout ou partie de ces operations, dans les conditions prescrites, les materiels, 
installations, materiaux, decombres et dechets non enleves peuvent apres mise en demeure par I'ingenieur en 
chef et, a I'expiration d'un delai de trente jours apres cette mise en demeure, etre transposes d'office suivent leur 
nature, soit en depot, soit a la decharge publique aux frais, risques et perils de I'entrepreneur, ou vendus aux 
encheres par le ministere d'un officier public. Toutefois, lorsqu'une vente aux encheres est envisagee par 
I'ingenieur en chef, celui-ci en refere au ministre avant la mise en demeure. 

3. - Les sanctions definies a I'alinea 2 du present article, sont appliquees sans prejudice des penalites 
particulieres qui peuvent avoir ete prevues contre I'entrepreneur dans le cahier des prescriptions speciales. 

4. - En cas de vente aux encheres, le produit de la vente est verse au nom de I'entrepreneur, a la caisse des 
depots et consignations deduction faite des frais et, s'il en a ete prevu, des penalites visees a I'alinea 3 du 
present article. 

Article 24 

Objets trouves dans les fouilles 

1. - I'Etat se reserve la propriete des materiaux qui se trouvent dans les fouilles et demolitions faites dans les 
terrains lui appartenant, sauf a indemniser I'entrepreneur de ses soins particuliers. 

2. - II se reserve egalement les objets de toute nature et en particulier les objets d'art qui pourraient s'y trouver 
sauf indemnite a qui de droit. Leur decouverte doit etre immediatement signalee par I'entrepreneur a I'ingenieur 
d'arrondissement ou a I'architecte. 

3. - Lentrepreneur est tenu d'informer son personnel du droit que se reserve ainsi I'Etat. 

Article 25 

Emploi des materiaux neufs ou de demolition appartenant a I'Etat 



Lorsque, en dehors des previsions du marche, les ingenieurs jugent a propos d'employer des materiaux neufs ou 
de demolition appartenant a I'Etat, I'entrepreneur n'est paye que des frais de main d’oeuvre et d'emploi, regies 
conformement aux indications de I'article 29 ci-apres. 

Article 26 Vices de construction 

1. - Lorsque I'ingenieur d'arrondissement ou I'architecte presume qu'il existe dans les ouvrages des vices de 
construction, il peut prescrire par ordre de service, soit en cours d'execution, soit avant la reception definitive, la 
demolition et la reconstruction des ouvrages ou parties d'ouvrages presumes vicieux. 

2. - Lorsque cette operation n'est pas faite par I'entrepreneur, il y est procede en sa presence ou lui dument 
convoque. 

3. - Les depenses resultant de cette operation sont a la charge de I'entrepreneur lorsque les vices de 
construction sont constates et reconnus; sans prejudice de I'indemnite a laquelle I'Etat peut pretendre de ce fait. 

Article 27 

Pertes, avaries et sujetions d'execution cas de force majeure 

1. - Lentrepreneur ne peut se prevaloir, ni pour eluder les obligations de son marche, ni pour elever aucune 
reclamation, des sujetions qui peuvent etre occasionnees: 

a) par I'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par la presence et le 
maintien de canalisations, conduites, cables de toute nature, ainsi que par les chantiers necessaires au 
deplacement ou a la transformation de ces installations, sauf les exceptions expressement enumerees dans le 
cahier des prescriptions speciales. 

b) par I'execution simultanee d'autres travaux expressement designes dans le cahier des prescriptions speciales. 

2. - II n'est alloue a I'entrepreneur aucune indemnite a raison des pertes, avaries ou dommages occasionnes par 
negligence, imprevoyance, defaut de moyens ou fausses manoeuvres. 

3. - Lentrepreneur doit notamment prendre, a ses risques et perils, les dispositions necessaires pour que ses 
approvisionnements, son materiel et ses installations de chantier ne puissent etre enleves ou en dommages par 
les tempetes, les crues, la houle et tous phenomenes atmospheriques. 

4. - Ne sont pas compris toutefois dans les dispositions qui precedent, les cas de force majeure qui, dans le 
delai de dix jours au plus, apres I'evenement, ont ete signales par ecrit, par I'entrepreneur: dans ce cas 
neanmoins, il ne peut rien etre alloue qu'avec I'approbation de I'administration. Passe le delai de dix jours, 
I'entrepreneur n'est plus admis a reclamer. 

5. - Le cahier des prescriptions speciales peut, pour les caracteristiques et differents phenomenes naturels, tels 
que la gelee, la vitesse du vent, la vitesse du courant, I'amplitude de la houle, la hauteur de la crue, fixer les 
limites au-dessus desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, etre invoquee par I'entrepreneur. 

6. - Par derogations aux dispositions de I'alinea 4 du present article, aucune indemnite ne sera due a 
I'entrepreneur, meme en cas de force majeure pour perte totale ou partielle de son materiel flottant, les frais 
d'assurance de ce materiel etant compris implicitement dans les prix du marche. 

Article 28 Caractere general des prix 

Les prix du marche comprennent le benefice ainsi que tous droits, impots, taxes, frais generaux, faux frais et, 
d'une fagon generale toutes les depenses qui sont la consequences necessaires et directe du travail. 

Article 29 Reglement du prix des ouvrages non prevus 

1. - Lorsque, sans changer I'objet du marche, il est juge necessaire d'executer des ouvrages ne figurant ni au 
bordereau ni a la serie ou de modifier la provenance des materiaux telle qu'elle est indiquee dans le cahier des 
prescriptions speciales, I'entrepreneur se conforme immediatement aux ordres de service qu'il regoit a ce sujet, 
et il est prepare, sans retard, de nouveaux prix, d'apres ceux du marche ou par assimilation aux ouvrages les plus 
analogues. 

Dans le cas d'une impossibility absolue dissimilation, on prend pourtermes de comparaison les prix courants 
du pays. 

2. - Les nouveaux prix sont calcules dans les memes conditions economiques que les prix du marche et de 
maniere a etre passibles du rabais ou de la majoration si le marche en comporte. 

Apres avoir ete debattus par les ingenieurs ou I'architecte avec I'entrepreneur, ils sont soumis a I'approbation de 
I'autorite competente et notifies a I'entrepreneur par ordre de service. 



3. - A defaut d'accord, il est fait application de la procedure fixee par I'article 52. 

4. - En attendant I'approbation de I'autorite competente ou la solution du litige, I'entrepreneur est paye 
provisoirement aux prix prepares par les ingenieurs. 

5. - Pour les travaux regies sur prix global et forfaitaire la decomposition des prix pourra servir a I'etablissement, 
dans les conditions fixees aux alineas 1 a 4 ci-dessus, de prix des ouvrages ordonnes en plus ou en moins. Pour 
cette categorie de travaux, le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions speciales peut 
determiner dans quelles limites, dans quel cas moyennant qu'elles conditions, les modifications au marche 
primitif doivent etre sanctionnees par un avenant, prealablement a I'execution de toute modification. 
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